LW. 55.932/04. 


We Lwowie, dnia 8. lipca 1904. 


Aleg. 61 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie zezwolenia Reprezentacyi 

powiatowej w Kamionce strumiłowej na zaciągnięcie pożyczki 

50.000 K. na budowę drogi Busk-Zelechów-Jaryczów i Radzie- 
chów-Kulików. 


Wysoki Sejmie! 


Uchwałami z 1. lipca 1897 i 8. stycznia 1901 postanowiła Rada powiatowa 
w Kamionce strumiłowej zbudować drogę z Buska przez Żelechów do granicy powiatu 
w kierunku do Jaryczowa. 

Koszta budowy tej drogi uznanej za drogę gminną I. klasy, a mającej znaczenie 
strategiczne, według kosztorysów sporządzonych przez e. k. Rząd obliczone zostały na 
kwotę 287.913 K. 

Na pokrycie tego wydatku przyznał Wyaział krajowy subwencję z funduszu kra- 
jowego w kwocie 20.000 K. Takim samym udziałem w kwocie 20.000 K. postanowiła 
przyczynić się do powuienionej budowy Rada powiatowa, zaś resztę tj. kwotę 247.913 K. 
obowiązał się uiscic c. k. Rząd. 

Po wybudowaniu atoli drogi na przestrzeni około 6 kilometrów okazało się, że 
przy dotychczasowych ceuach materyału i robocizny koszta budowy całej drogi w łącznej 
długości 17 klm. 852 m. wyniosą około 352.100 K., a ponieważ, jak wyżej zaznaczono, 
c. k. Rząd ograniczył udział funduszów państwowych w kosztach tej budowy do kwoty 
247.913 K., zaś Wydział krajowy przyznał subwencyę w wysokości 20.000 K., przeto 
udział powiatu w kosztach budowy zwiększył się z kwoty 20.000 K. na 84.187 K. 

Na częściowe pokrycie powyższego udziału zaciągnęła Rada powiatowa w r. 1902 
pożyczkę bezprocentową z krajowego funduszu drogowego w kwocie 40.000 K. 

Nadto w roku bieżącym rozpoczął Wydział powiatowy dalszą budowę drogi 
gminnej I. klasy Radziechów-Kulików, subwencyonowanej z funduszu krajowego w wyso- 
kości 50'/, kosztów budowy obliczonych w roku 1904 na 24.000 K. 

Celem uzyskania przeto środków na pokrycie reszty udziału powiatu w kosztach 
budowy drogi Busk-Żelechów-Jaryczów w kwocie około 45.000 K. i w przypuszczeniu, że 
Preliminowava na budowę drogi Radziechów-Kulików snbwencya z funduszu krajowego 
w kwocie 12.000 K. nie będzie mogła w r. 1904 być wypłaconą, postanowiła Rada po- 
Wiatowa uchwałą z dnia 26. maja 1904 zaciągnąć imieniem powiatu na pokrycie powyż- 
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szych wydatków drogowych pożyczkę w kwocie 60.000 K., uwzględniając już zarazem 
koszta zrealizowania tej pożyczki. 


Zezwolenie jednak na zaciągnięcie tej pożyczki udzielone być może w myśl $. 24. 
ust. o Repr. powiat. tylko w drodze ustawy krajowej. 


Według bowiem zamknięcia rachunkowego i inwentarza powiatowego za r. 1903 
długi i zaległości bierne powiatu wynoszą: 


1) w funduszu administracyjnym: 


a) reszta pożyczki 76.000 K. Ja UE w r. 1895 


w Banku krajowym w kwocie . ; . 66.619:94 K. 
b) zaległości bierne . c : : : - 23:45 p 66.643'39 K. | 
2) w funduszu drogowym powiatowym: | 
a) reszta bezprocentowej pożyczki na budowę drogi 
Nowosiółki-Lisko  . . 4800— K. 
b) reszta bezprocentowej pożyczki na budowę drogi 
w Streptowie . . 2.400— , 
c) bezprocentowa pożyczka na budowę drogi Lisko- 
Streptów . . 45.000— , 


d) Wydziałowi krajowemu spłata reszty datku do- 
browolnego na budowę drogi Lwów-Stojanów . 5.000— , 57.200:— K. 


3) w powiatowym funduszu dróg gminnych: | 


a) funduszowi dróg powiatowych dotacya na bu- 

dowę drogi Lisko-Streptów : o 600— K. 
b) Bankowi krajowemu reszta pożyczki głodowej T7 96118 
c) pożyczka bezprocentowa na WR drogi w Ka- | 


mionce strumiłowej . s GU" 
d) reszta pożyczki bezprocentowej | na budowę drogi 

Busk-Żelechów . ; . 32.000:— , 
e) fundnszowi budowy szpitala powiatowego zwrot | 

pożyczki . 4 : . 11.000: — 
f) zaległości bierne w łącznej kwocie > : ; 166— , 57.727:18 K. 

razem -  AI8L.S70D7ARE | 

Po doliczeniu zaś cbecnie zaciągnąć się mającej pożyczki . s 60.000:— K. 
Ogólne obciążenie powiatu wyniesie . 241.57057 a | 
Ponieważ przypisane w r. 1903 podatki bezpośrednie w powie- 

cie wynoszą kwotę 288.002:49 K., z czego 50/, czyni . .  144.001'29 „ | 
Przeto okazuje się przekroczenie maksymalnej A pa obciąże- 

nia powiatu w kwocie . > p Ą : a 97.569:28 K. 


Z uwagi atoli, iż w międzyczasie Wydział krajowy wypłacił Wydziałowi powia- 
towemu tytułem 507/, subwencyi z funduszu krajowego na budowę drogi Radziechów- 
Kulików w r. 1904 zaliczkę w kwocie 10.000 K., pozostaje do zaciągnięcia pożyczka tylko 
w kwocie 50.000 K. 
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Ze względu na uzasadnioną potrzebę zaciągnięcia tej pożyczki Wydział kra- 
jowy wnosi: 


F Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony ./* projekt ustawy. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Marszałek krajowy: 
S. Badeni w. r. 


Sprawozdawca: 


Dr. Józef Wereszczyński w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


Ustawa 


z dnia .. . . . . w przedmiocie zezwolenia Reprezentacyi powiatowej w Ka- 
mionce strumiłowej na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 50.000 K. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem postanawiam, co następuje: 


Art. I. | 


Reprezentacyi powiatowej w Kamionce strumiłowej zezwala. 
się w myśl $. 24.ustawy o Reprezentacyi powiatowej na zaciągnię- 
cie imieniem powiatu pożyczki 50.000 K na budowę dróg gmin- 
nych I. klasy Busk-Żelechów-Jaryczów i Radziechów-Kulików. 


Art. II. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi spraw 
wewnętrznych. 


